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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 558 

11 Ιουλίου 1996 


ΥΠΟΥΡΓΙ ΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Έγκριση κανονισμού Προμηθειώντου Ι.Β.Σ.Α. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξειςτου άρθρου 38του Ν. 2000/91 «Γιαχήν α¬ 
ποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθά¬ 
ρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις». 

2. Τις διατάξειςτου άρθρου 1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19, 
τ.Α) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» με τον οποίο το ως άνω ίδρυμα εξαιρέθη¬ 
κε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

3. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-θε- 
σίας περί προμηθειών Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» 
των φορέων που εξαιρούνται από το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
199/Α714.9.95) για προμήθειες άνω των 128.000 ΕΟυ. 

4. Το Π.Δ. 138 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α7 
22.4.1992). 

5. Το Π.Δ. 496/74 «Δημόσιο Λογιστικό» και τις μεταγενέ¬ 
στερες τροποποιήσεις αυτού (πρόσφατη τροποποίηση 
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α'). 

6. Την με αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.1996 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο 
Κοτσώνη» (ΦΕΚ Β'519/29.1.1996). 

7. Το με αριθμ. Π1/1714/2.5.1996 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολιτικής Προμηθειώντου Υπουργείου Ανάπτυξης. 

8. Την με αριμ. 4/18.3.1996 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΙΒΣΑ 
με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του Ιδρύματος. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε; 

Εγκρίνουμε τον κατωτέρω κανονισμό προμηθειών του 
ΙΒΣΑ, όπως καταρτίστηκε από το εν λόγω Ίδρυμα και ε- 
γκρίθηκε με απόφαση της 4/18.3.1996 Συνεδριάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος αποτελείται από 44 
άρθρα, ως ακολούθως: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑ¬ 
ΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι 
προμήθειες των κάθε φύσεως υλικών αναλωσίμων ή μή, 
καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ή έργου ε¬ 
γκατάστασης, συντήρησης, επισκευής, μεταφοράς, μηχα¬ 
νολογικού, ηλεκτρολογικού ή κάθε άλλου εξοπλισμού, 
σχολικών λεωφορειών ή άλλων κινητών πραγμάτων, παρο¬ 
χής υπηρεσιών, όπως ασφάλισης κ.α. είτε σχετίζονται είτε 
όχι με προμήθεια υλικών. Όπου στον Κανονισμό αναφέρε- 
ται η λέξη «υλικά» νοούνται τα υπό προμήθεια είδη, οι πα¬ 
ραπάνω εργασίες και η παροχή υπηρεσιών. Όπου αναφέ- 
ρεται η λέξη «φορέας» εννοείται το Ι.Β.Σ.Α. και όπου «αρ¬ 
μόδιο για την διοίκηση όργανο» το Δ.Σ. του Ιδρύματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 2 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να 
είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού η διακήρυξη 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Το είδος του διαγωνισμού. 

β. Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές 
των προς προμήθεια υλικών, τις προδιαγραφές των ειδών, 
εργασιών κλπ. 

γ.Τον χρόνο,το τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλι¬ 
κών κλπ, ως και τον χρόνο παραλαβής τους. 

δ .Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον α¬ 
ριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον α¬ 
ριθμό τηλετύπου του ΙΒΣΑ. 

ε. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητήσουν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαι¬ 
τείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυ¬ 
τών, καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού. 

στ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, 
καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 

ζ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. 
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η. Τον τύπο, τα ποσοστά το νόμισμα καθώς και τον χρόνο 
υποβολής των εγγυήσεων καθώς και άλλες εξασφαλίσεις 
εάν τυχόν ζητούνται. 

θ. Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρω- 

μης 

ι. Τα στοιχεία και δικαιολογητικα που είναι αναγκαία για 
την εκτίμηση του κατωτάτου ορίου οικονομικών και τεχνι¬ 
κών προϋποθέσεων τα οποία το ΙΒΣΑ απαιτεί από τους 
προμηθευτές. 

ια. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και 
την κατακύρωση της προμήθειας. 

ιβ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών α¬ 
πό την αρμόδια Υπηρεσία, την διεύθυνση στην οποία πρέ¬ 
πει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις ο¬ 
ποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

ιγ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται, 
ιδ. Την διάρκεια των προσφορών. 

ιε. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τμήματος, ε¬ 
φόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 

ιστ. Τους απαράβατους όρους απόκλιση από τους οποί¬ 
ους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της πρΟσφΟ- 

Ρας· , , 

3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2του άρθρου 
τούτου εκτός των στοιχειών των εδάφιών ε, ιβ, και ιδ. 

β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής την προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια 
Υπη ρεσία τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν 
και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συ¬ 
νταχθούν. 

γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από 
την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υπο¬ 
βολή προσφορών. 

4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα. 

α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την 
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν καιτην γλώσ¬ 
σα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών,τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται, καθώς 
καιτην ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, 
γ. Την διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ’ αυτούς που επιλέ- 
χτηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη. 

5. Στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού δεν απαιτεί¬ 
ται διακήρυξη. 

Άρθρο 3 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τε¬ 
χνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών 
ορίζονται από το ΙΒΣΑ και περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώ¬ 
νουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις διακηρύξεις, 
στις συμβάσεις προμηθειών και στις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευ¬ 
ής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έ¬ 
χουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή 
προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες 
το αντικείμενο της διακήρυξης δεν επιτρέπει την κατάρτι¬ 
ση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν ε¬ 


πιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε ε¬ 
μπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορι¬ 
σμένης προέλευσης ή παραγωγής εκτός εάν υποχρεωτικά 
συνοδεύονται από τις λέξεις « ή αντίστοιχο» και εφόσον δεν 
είναι σαφής και πλήρως κατανοητές από όλους τους εν¬ 
διαφερομένους. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαμβά¬ 
νουν, όταν απαιτείται, τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των 
υλικών κατά την παραλαβή και τα εργαστήρια στα οποία 
διενεργούνται οι έλεγχοι. 

4. Οιτεχνικές προδιαγραφές ελέγχονταιτροποποιούνται 

και εγκρίνονται από το ΙΒΣΑ. 

Άρθρο 4 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, 
ο φορέας, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής 
διακήρυξης και ειδικότερα: 

α.Γιατη δημοσίευση περίληψηςτων ουσιωδών στοιχειών 
της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερί¬ 
δες και μία ευρείας κυκλοφορίας. 

β Γιατην ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέροςτης 
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

γ. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού απαστέλλεται 
η σχετική ανακοίνωση. 

δ. Για την διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανα¬ 
κοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους εν¬ 
διαφερομένους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πε¬ 
ρίληψης της. 

2. Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της 
διακήρυξης αποστέλεται στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋ- 
πολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε 
δρχ. 200.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων, ποσόντο. 
οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, ή την αντί¬ 
στοιχη αξία, ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του 
παραπάνω ποσού. 

3. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον 
Ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία απο¬ 
στολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ο¬ 
ποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν 
μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσι¬ 
ευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

4. Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης των διακη¬ 
ρύξεων στον μεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που 
εκτελούν τις προμήθειες, στην δε επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Κοινότητα. 

5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που 
απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με διαγωνι¬ 
σμό που έχει προκηρυχθεί. 

Άρθρο 5 

Γλώσσα 

1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια 
των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ’ αυτούς, συντάσσο- 
νται στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή 
των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική 
γλώσσα. 

Άρθρο 6 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρέ¬ 
πει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή γε- 
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ωργικό ή £τηνοτροφικό επάγγελμα στην Ελλάδαή στην αλ¬ 
λοδαπή. 

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υ¬ 
ποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολο- 
γητικά: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον 
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδικήματα με την άσκηση της ε¬ 
παγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώ¬ 
χευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης α¬ 
πόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής δια¬ 
χείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περί¬ 
πτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφο¬ 
ρές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υ¬ 
ποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλ¬ 
λοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδάφιών (3) και 
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό ε¬ 
πάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που 
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Οι Αλλοδαποί: 

1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγρά¬ 
φου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι¬ 
καστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελμα¬ 
τικής τους δραστηριότητας. 

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστι¬ 
κής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, α¬ 
πό το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι περιπτώσεις 
(3) και (4) του εδαφίου ατης παραγράφου αυτής. 

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκα¬ 
τάστασής τους, περί εγγραφής του στα μητρώα του οικεί¬ 
ου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς κα¬ 
ταλόγους. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και 
(β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισο¬ 
δύναμου προς τούτο εγγράφου. 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής, ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ¬ 
χής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι πε¬ 
ριπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυ¬ 
τής. 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά: 

1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 


για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώ¬ 
σεις προμηθευτών που αποτελούνται από Μικρομεσαίέζ 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)ή παραγωγικούς αστι¬ 
κούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρή 
σεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου 
μεγέθους είτε με τη μεταποιητική δραστηριότητα και εφό¬ 
σον οι εργασίες που θα τελευτούν από τις ΜΜΕήτους πα¬ 
ραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφο¬ 
ράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιό πάνω διακαιολογητικά, μαζί 
με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραί¬ 
τητο δικαιολογητικά, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε¬ 
ΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή 
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος . 

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση 
συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προ¬ 
σφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έ¬ 
χει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προ¬ 
σφορά σχετικά με αυτό. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνι¬ 
σμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 

6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πι¬ 
στοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παρα¬ 
πάνω περιπτώσεις μπορούν αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμη¬ 
θευτές που στην Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο 
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύ¬ 
θυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 
του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

Άρθρο 7 

Ενώσεις προμηθευτών 

1. Στους διενεργούμενου διαγωνισμούς δικαιούνται συμ¬ 
μετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον: 

α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, 
συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του 
προσφερόμενου προϊόντος. 

β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγω¬ 
γικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσό τουλάχιστον 50% της 
τιμής προσφοράς. 

2. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στη ένωση πρέπει 
να πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) 
της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του παρόντος. 

3. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πρά¬ 
ξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον κα¬ 
θένα στο σύνολο της προσφοράς. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένω¬ 
σης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης της προμήθειας ,η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιαδή¬ 
ποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις κατά τον χρόνο αξιολό¬ 
γησης των προσφορών,τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έ¬ 
χουν την ευθύνη της ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
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την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατα τον χρονο 
εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 
και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δυο παραπανω πε¬ 
ριπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντι¬ 
κατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου 
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Άρθρο 8 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για 
συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς 
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να 
υποβάλλουν προσφορές καιπροκειμένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους ή 
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση 
τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους, λαμβάνονται υπό¬ 
ψη: , 

α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχεί¬ 
ρησης. 

β. Εάν έχει αποκλειστεί η συμμέτοχη τους σε διαγωνι¬ 
σμούς του Δημοσίου. 

γ. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατα την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τοσο 
των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώ¬ 
σεων της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. 

ε. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπη¬ 
ρεσία. 

στ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. 

ζ. Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρη¬ 
σης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. 
η. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, 
θ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει 
η επιχείρηση. 

ι.Η παραγωγική δυνατότητα, 
ια. Η ποιότητα των προϊόντων. 

ιβ. Κάθε άλλο κριτήριο, υπάτην προϋπόθεση ότιτούτο θα 
αναφέρεται στην διακή ρυ ξη. 

2. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό έχει την ευχέρεια 
να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση της δικαιολογητι- 
κά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρό¬ 
ντος, εκτός της εγγύησης συμμετοχής, είτε από τα ακό¬ 
λουθα: 

α. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο η απόσπα¬ 
σμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της που αφορά ει¬ 
δικότερα το υπό προμήθεια υλικό κατά τις τρεις προηγού¬ 
μενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δρα¬ 
στηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρο¬ 
νικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμον, 
τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έ¬ 
χουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρ¬ 
χουν κατά το διάστημα αυτό. 

β. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες πα¬ 
ραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα 
υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας 
παράδοσης και υποχρεώσης παράδοσης, καθώς και οι πα¬ 
ραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση 
που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα,οι παραδό¬ 
σεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας 


Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή 
μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλή¬ 
πτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις αποδει- 
κνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης 
και των μέσων ελέγχου. 

δ. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη 
από αρμόδια αρχή. 

ε. Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φω¬ 
τογραφίες αυτών. 

στ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, που να βεβαιώ¬ 
νουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των 
προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία. 

3. Όσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋ¬ 
ποθέσεις επιλεγούν να υποβάλλουν προσφορά, με απόφα¬ 
ση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύ¬ 
στερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, οφεί¬ 
λουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 
του παρόντος, καθώς και τα προναφερόμενα (παρ. 2) ε¬ 
κτός εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λή¬ 
ξει η ισχύς τους. 

4. Στην περίπωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής 
από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολι- 
κάή μερικά του υπόπρομήθεια υλικού, τα παραπάνω ισχύ¬ 
ουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 

Άρθρο 9 

Προθεσμίες διαγωνισμών 
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς 

α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνι¬ 
σμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 36 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της στον ελληνικό τύπο, 
όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του παρόντος. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν την προθεσμία αυτήν ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
περιοριστεί με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση 
του φορέα οργάνου, μέχρι είκοσι (20) ημέρες. 

β. Εφόσον από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζη¬ 
τηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο δια¬ 
γωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 
αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες απάτη λή¬ 
ψη της σχετικής αίτησης. 

γ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεμσα συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλο- 
νται ή παραδίδονται το εργότερο τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς 
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
των 21 ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης 
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, ή από την ημε¬ 
ρομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν α¬ 
παιτείται δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατάτις οποίες ε¬ 
πείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρ¬ 
μοστη, τότε μπορεί να περιορισθεί με απόφαση του αρμό¬ 
διου Υπουργού ή του αρμόδιου γιατην διοίκηση του φορέα 
οργάνου, μέχρι 12 ημέρες. Γ ια τον καθορισμό των προθε- 
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σμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της απο¬ 
στολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της 
δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημε¬ 
ρομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. 

β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υπο¬ 
βολή προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση 
ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους. 

γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των 21 ημερών, από την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περιπτώ¬ 
σεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προ¬ 
θεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιορισθεί με 
απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργά¬ 
νου, μέχρι 10 ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής της 
έγγραφης πρόσκλησης, Για τον καθορισμό των προθε¬ 
σμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της α¬ 
ποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας 
ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. 

δ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλο- 
νται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώ¬ 
σεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προ¬ 
θεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσ¬ 
σερις (4) ημέρες, πριναπότηνημερομηνίαπου έχειορισθεί 
για την υποβολή των προσφορών. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβο¬ 
λής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνι¬ 
σμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλη¬ 
σης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τρο¬ 
ποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το 
χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπά¬ 
νω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση 
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης πρέπει από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική 
πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετά¬ 
θεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρου- 
μένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσίευση, α¬ 
κολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρ¬ 
θρο 4 του παρόντος. 

Άρθρο 10 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέ¬ 
πει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προ¬ 
θεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη ή πρό¬ 
σκληση. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται 
ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγ¬ 
ματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνι¬ 
σμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται 
μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δίεγματος δεν απαιτείται 
σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατάτην αξιολόγηση 
των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό. 

4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 


απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στη Υπηρεσία μέχριτηνπροηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώ¬ 
σεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος επιτρέπε¬ 
ται η αποστολή του σύμφωνα μετά οριζόμενα παραπάνω, 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην 
Υπηρεσία πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού 

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρο¬ 
μικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζό¬ 
μενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 
του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποι- 
οδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όρ¬ 
γανα, που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκ- 
πνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυ¬ 
ξη ή την πρόσκληση προκειμένου, να αποσφραγιστούν μα¬ 
ζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν 
υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προ¬ 
σκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χω¬ 
ρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να α¬ 
ποσφραγιστούν και οιπροσφορές που υποβάλλονται ή πε¬ 
ριέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 

7. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφο¬ 
νται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος τη αρμόδιας Υπηρεσίας του ΙΒΣΑπου 
διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός των διακηρύξεων. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Αρμόδια 
Επιτροπή δεν είναι υποχρ. να ελέγχει τη συμμόρφωση των 
διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς όρους δια¬ 
κήρυξης. 

Άρθρο 11 
Προσφορές 

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υ¬ 
ποβάλλονται μέσα σε φάκελλο σφραγισμένο, σε δύο αντί¬ 
γραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 του παρόντος. Μέσα στο φάκελλο προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοι¬ 
χεία και ειδικότερα ως εξής: 

α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελλο προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συμμετοχής.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα 
στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετού¬ 
νται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελλο, μετηνένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελλο προ¬ 
σφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομά¬ 
δες που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος,τοπο¬ 
θετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον 
κυρίως φάκελλο, με την ε'νδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ- 
ΡΑ».Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετού¬ 
νται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑ». 
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2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στο κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη «ΠΑ¬ 
ΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυ¬ 
ρίως φακέλλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίμα- 
τα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμ¬ 
μένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρ¬ 
μόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφο- 
ρώνπρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
διόθρωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις 
οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργά¬ 
νου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρό¬ 
σκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν απο¬ 
δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να α¬ 
ναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης 
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνε αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως α¬ 
παράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφο¬ 
ράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρ¬ 
μόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργά¬ 
νου, Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκεί¬ 
νες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

6. Προσφορά για μέρος της προμήθειας που προκηρύ¬ 
χτηκε, γίνεται δεκτή εφ’ όσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη 
στη προκήρυξη. 

Άρθρο 12 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στην διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απο- 
ράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφό¬ 
σον ζητηθεί από την Υπηρεασία, πριν απάτην λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμε- 
νο από τη διακήρυξη, Μετά τη λήξη και του παραπάνω α¬ 
νώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφο¬ 
ράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Άρθρο 13 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνιμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες. 

Άρθρο 14 

Ενστάσεις 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνσιμού ή της 
νομιμότητας διενέργειας του, της συμμετοχής προμηθευ¬ 
τή σ’ αυτόν, υποβάλλει στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού Υπηρεσία εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

1) Στον ανοιχτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού 


διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχριτην 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορι¬ 
σμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημε¬ 
ρομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ο¬ 
λόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η 
σχετική απόφαση εκδίδεταιτο αργότερο πέντε (5) εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν από την διενέργειατου διαγωνισμού. Οιε- 
νιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με 
δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροπο¬ 
ποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της παρ. 3 του παρόντος. 

2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επι- 
λέγησαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό τουχρο- 
νικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυ¬ 
τούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν κατά την 
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσι¬ 
μη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Στην περί¬ 
πτωση κλειστού διαγωνισμού ένσταση υποβάλλεται μόνο 
από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωση όρ¬ 
γανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους 
από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δε¬ 
κτές. 

3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε δια¬ 
γωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Άρθρο 15 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατή¬ 
σεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., 
για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή ισχύει 
για όλη την διάρκεια της σύμβασης καθώς και την τρίμηνη 
προβλεπόμενη, σε αυτή, παράτασή της. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλ¬ 
λαγμα σύμφωνα μετά καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. Οι 
τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας 
προέλευσης του υλικού ή σε δολλάρια Η.Π.Α. ή στο νόμι¬ 
σμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει 
μεταξύ Ελλάδος και της Χώρας προέλευσης το υ υλικό ύ. Το 
ΙΒΣΑ δεν υποχρεούται ναπροβεί στην πληρωμή με το νόμι¬ 
σμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγ¬ 
ματοποιούνται οι πληρωμές από την τράπεζα της Ελλάδος 
προς την Χώρα προέλευσης του υλικού. Με την ισχύουσα 
επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του νομίσματος τούτου 
γίνεται και η σύγκριση της προσφοράς. 

3. Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερό¬ 
μενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτετται 
ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη διακήρυξη καθορίζε¬ 
ται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, 
προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, 
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διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να 
προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για την σύγκριση των 
προσφορών, μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύ- 
ουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλλάγ¬ 
ματος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυ¬ 
τό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως α¬ 
παράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολό¬ 
κληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου 
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδό¬ 
τηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 

Άρθρο 16 

Προέλευση των προσφερομένων υλικών 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή 
του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής 
ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατα¬ 
σκευής των υλικών που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του 
το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερό- 
μενα υλικά, καθώς καιτοντόπο εγκατάστασής του, εφόσον 
αυτό περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη. 

Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει 
να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση ερ¬ 
γοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το 
ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τε¬ 
λικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλω¬ 
ση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή 
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου 
που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυ¬ 
παρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η 
προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλε¬ 
ται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του 
φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο ερ¬ 
γοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολι- 
κώςτων υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους 
διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει κατά την η¬ 
μερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους ερ¬ 
γοστάσιο εκτός των στοιχείωντης παραγράφου 2 που πρέ¬ 
πει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυ¬ 
νάψουν σ’ αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκ¬ 
προσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει 
την υπεύθυνη δήλωση. 

4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλ¬ 
λαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας και μετά από γνώμητου αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφα¬ 
ση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 

5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο 
που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά 


τα ανωτέρω, έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κή¬ 
ρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις 
προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

Άρθρο 17 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο με¬ 
τά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίενται με 
την παρακάτω διαδικασία: 

α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φά- 
κελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όρ¬ 
γανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά 
φύλλο. Ο φάκελλος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 
το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όρ¬ 
γανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά 
ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπά¬ 
νω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 
που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισ¬ 
σότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτω¬ 
ση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στηνπερίπτωση δετού 
κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθη¬ 
καν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκ- 
προσώπωντους,τους οποίους καλείτο αρμόδιο όργανο με 
βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την ε¬ 
κτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που 
υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται 
στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζε¬ 
ται, αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή. 

4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον 
διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθη- 
καν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο 
την χαμηλότερη μόνο τιμή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελλος 
του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλ- 
λους, που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της 
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγι¬ 
σμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο 
όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρό¬ 
σκληση και όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότε¬ 
ρη μόνο τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα 
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ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Άρθρο 18 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Το κριτήριο για την κστακύρωση της προμήθειας και 
την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο χαμηλότερη τι¬ 
μή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται ως εξής: 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη 
κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο 
είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλη- 
σης. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρ- 
θηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα 
στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολό¬ 
γηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, 
ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή 
εκτέλεση της προμήθειας του υλικού. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του 
οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορι¬ 
ζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους που προσφέρειτην χαμηλότερη τιμή σύ¬ 
γκρισης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή α¬ 
κριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους όρους 

καιτιςτεχνικέςπροδιαγραφέςτης διακήρυξης καιτης πρό¬ 
σκλησης. 

β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο 
είναι η συμφερότερη προσφορά. 

Η τιμή 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. 

Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγρα- 
φέςτης διακήρυξης. 

Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και 
ο απαιτού μένος εξοπλισμός του προμηθευτή. 

Οι όροι πληρωμής. 

Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, 
όπου απαιτούνται. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρη¬ 
σης. 

Η εξυπηρέτηση (δΕΒνίΟΕ) μετά την πώληση και η τεχνι¬ 
κή βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 

Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο 
που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα. 

Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία α¬ 
νάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ι¬ 
διαιτέρων αναγκών του φορέα. 

Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνι¬ 
κών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παρα¬ 
πάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θε¬ 
ωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολό¬ 
γηση δίινουν το αυτό αποτέλεσμα. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς α¬ 
ξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδια¬ 
γραφές καιτης διακήρυξης ουσιώδεις όρους και με βάση 
την παρακάτω διαδικασία: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία, εκτός από την τιμή, τους 


όρους πληρωμής, καθώς και το κόστος εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται κατατάσ¬ 
σονται στις εξής ενδεικτικά αναφερόμενες ομάδες. 

1. Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου 
περιλαμβάνεται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η 
αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα 
ειδικότητα και ο απαιτούμενος εξππλισμόςτου προμηθευ¬ 
τή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υ¬ 
λικού, και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού 
προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερό¬ 
μενο για την προμήθεια φορέα. 

2.0 χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, 
εξυπηρέτησης (5ΕΠνΐΟΕ5) και ανταλλακτικών, όπου περι¬ 
λαμβάνονται, η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η 
εξυπηρέτηση (δΕΚνίΟΕδ) μετά την πώληση και η τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 

3. Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε 
περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των 
παραπάνω και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά 
περίπτωση στις παραπάνω ομάδες. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμη¬ 
σης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με¬ 
τά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
οργάνου. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτωντου δια¬ 
γωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 

καιτιςτεχνικέςπροδιαγραφέςτης διακήρυξης καιτηςπρό- 

σκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Άρθρο 19 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να 
προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύ¬ 
τερη ή μικρότερη ποσότητα εφόσοντούτο θα προβλέπεται 
στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί σύμφωνα με 
την κρίση του φορέα να υπερβαίνει το 30% στην περίπτω¬ 
ση μεγαλύτερης ποσότητας ή να μειώνεται μέχρι το 50% 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, προκειμένου για 
κατακύρωση μέρους της διακηρυχθείσης ποσότητας α¬ 
παιτείται συγκατάθεση του προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτωντου διαγωνισμού και ε¬ 
πανάληψή του με ενδεχόμενη τροποποίηση ή μη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Στην περίπτωση δε που το αποτέλεσμα και πάλι κριθεί α¬ 
σύμφορο ο διαγωνισμός ακυρώνεται, οπότε προτείινεται η 
προμήθεια να γίνει από την ελεύθερη αγορά με απ’ ευθεί¬ 
ας ανάθεση. 

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη 
Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμή¬ 
θειας. 

δ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, ε¬ 
φόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων 
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διε¬ 
νέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 
προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμη¬ 
θευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

Άρθρο 20 

Επανάληψη διαγωνισμού 

1. Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το 
αποτέλεσμά του, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. 
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2. Για την επανάληψη του διαγωνισμού απαιτείται από¬ 
φαση του αρμόδιου για την διοίκηση του Φορέα οργάνου. 
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και η 
ώρα της επανάληψης του διαγωνισμού που γίνεται ενώ¬ 
πιον του παραπάνω οργάνου. 

3. Σε περίπτωση που και πάλι ο διαγωνισμός αποτύχει ή 
κριθεί ασύμφορος ο Φορέας μπορεί να προβεί στην προμή¬ 
θεια, από την ελεύθερη αγορά. 

4.0 διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε όταν ουδείς συμ¬ 
μετείχε ή συμμετείχε ένας μόνος διαγωνιζόμενος. 

Άρθρο 21 

Απευθείας Ανάθεση 

1. Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευ¬ 
θείας ανάθεσης, μετά και την επανάληψη διαγωνισμού που 
θα κριθεί άκαρπος ή ασύμφορος, απαιτείται απόφαση του 
αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με την 
οποία παρέχεται η σχετική έγκριση. 

2. Επίσης απευθείας ανάθεση γίνεται όταν αφορά 
προμήθεια η δαπάνη της οποίας το ύψος δεν υπερβαίνει 
κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσόν που προσδιορίζεται 
εκάστοτε από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για τη 
διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού. Προμήθεια με απευ¬ 
θείας ανάθεση μπορεί γίνει εάν συντρέχει μία από τις περι¬ 
πτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 12 και 13 
του Ν. 2286/1995. 

Άρθρο 22 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή α¬ 
νάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, 
που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία, 
α. Το είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιμή 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

στ. Τα στοιχεία της απόφασης του Δ.Σ. του ΙΒΣΑ. 
Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφα¬ 
σης αυτής, είναι άκυρη, 
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2.0 προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθη¬ 
κε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοί¬ 
νωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής ε¬ 
κτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν α¬ 
πό την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρε- 
ται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογί¬ 
ζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό 
προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 
του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση 
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλ¬ 
λοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή 
στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστω¬ 
σης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η 
δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδε- 
σμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, 


δενπροσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκ¬ 
πτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του πα¬ 
ρόντος. 

Άρθρο 23 
Συμβάσεις 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης κα¬ 
ταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμή¬ 
θειας και τουλάχιστοντα εξής: 

α. Τοντόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης, 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα 
δ. Την τιμή 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο πληρωμής. 

ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμή¬ 
ματος εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κει¬ 
μένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά διακή¬ 
ρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατα¬ 
δήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται α¬ 
πό συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται 
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο ως ασήμαντο 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η 
ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ¬ 
πτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρηκαι 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλε- 
πόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 24 
Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προυπολογισθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορε¬ 
τικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέ¬ 
πεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, 
γίνεται δεκτή προσφορά και την περίπτωση που η εγγύηση 
δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων 
των προσφερόμενων υλικών αρκεί αυτή να καλύπτει το 
ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υ¬ 
λικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύ¬ 
ρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγ¬ 
γύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δε- 
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κτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. 

δ. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

ε. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επι- 
στρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύη¬ 
σης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
υπογραφή της σύ μβασης. Οι εγγυήσειςτων λοιπών προμη¬ 
θευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνω¬ 
σης κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

στ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκ¬ 
δίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη 

3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

4. Τον αριθμό της εγγύησης 

5. Το ποσόνπου καλύπτει τη εγγύηση 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευ¬ 
τή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού 
και τα προς προμήθεια υλικά. 

8. Ότιη εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως. 

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της 
Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα κατα¬ 
βληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή του, εκ μέρους του Φορέα. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρ¬ 
τοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύειτουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν απάτην ημερομη¬ 
νία λήξης της εγγύησης. 

η. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, 
κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η α¬ 
νάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην δια¬ 
κήρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

4. Τον αριθμό της εγγύησης. 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευ¬ 
τή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμή¬ 
θεια υλικά. 


8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ- 
σεως και διζήσεως. 

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της 
Υπηρεσίας που έχει συνάψει την σύμβαση και ότι θα κατα¬ 
βληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλής έγ¬ 
γραφης ειδοποίησης. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρ¬ 
τοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
απότον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά (2) 
μήνες από τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο φορέας 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από α¬ 
πλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνι¬ 
σμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομη¬ 
νία λήξης της εγγύησης. 

ε. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκ¬ 
καθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλό¬ 
μενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η πα¬ 
ράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγ¬ 
γύηση αποδεσμεύεται μετά την λήξη της σύμβασης και 
αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεσή της. 

3. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

4. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας, κατά την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης πρέπει να κατατίθεται η σχετική εγγύηση. 

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα Νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα 
αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 25 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμ¬ 
βαση. 

2.0 συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση 
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά α¬ 
πό γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται 
μέχριτο 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμη¬ 
θευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρό¬ 
νος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολο¬ 
γιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για την δι¬ 
οίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. 
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλι¬ 
κό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέ¬ 
χρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παρά¬ 
ταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε 
έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περί¬ 
πτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 
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υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο πα- 
ραταθείς κατάτ’ ανωτέρω χρόνος, χωρίς ναπαραδώσειτο 
υλικό. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 
Υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υπο¬ 
δοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την η¬ 
μερομηνία που προτίθεται να παραδόσει το υλικό, τουλά¬ 
χιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός αν άλ¬ 
λως προβλέπεται στην σύμβαση. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υ¬ 
ποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβά¬ 
λει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύ¬ 
θυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερο¬ 
μηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός 
της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5.0 συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση 
του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστε¬ 
ρα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθε¬ 
ται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων 
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης πα¬ 
ράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συ¬ 
ντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώ¬ 
σεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

Άρθρο 26 
Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που ο¬ 
ρίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο. 

2. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών παραλαβής, οι όροι 
γιατην συγκρότηση εππροπώνπαραλαβής, η σύνθεσητων 
επιτροπών, η διαδικασία επιλογήςτων μελών, ο τρόπος λει¬ 
τουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία παραλαβής των 
υλικών ο τρόπος διοικητικής επίλυσης των διαφορών που 
ανακύπτουν κατά την παραλαβή και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος. 

3. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διε- 
νεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έ¬ 
λεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση 
διενεργείται, με τους εξής ενδεικτικά αναφερόμενους τρό¬ 
πους: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση. 

γ. Με πρακτική δοκιμασία. 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση 
της επιτροπής παραλαβής. 

4. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακρο¬ 
σκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλα¬ 
βής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά 
τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμ¬ 
βαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και 
άλλους ελέγχους, οι οποίοι θα γίνουν κατά την απόλυτη 
κρίση της επιτροπής (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέ¬ 
ταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ε¬ 
λέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (πα¬ 
ραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγ¬ 
χων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοιοιπρο- 
βλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί 
και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτο¬ 
κόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 


προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγ¬ 
χου και δειγματοληψίας. 

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψειτ 
ο υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλί¬ 
σεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβα¬ 
σης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το 
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρ¬ 
μόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεά¬ 
ζουν την καταλληλότητα τ ου και μπορεί να χρησιμοποιη¬ 
θεί, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που α- 
πορρίφθηκε απάτην Επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκ¬ 
πτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφα¬ 
ση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 
στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτό¬ 
κολλο οριστικής παραλαβής σύ μφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση. Εάντο υλικό απορρίπτεται απάτην επιτρο¬ 
πή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει 
στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 
άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμ- 
βάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση 
που με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση Οργάνου, 
εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή του υλικού που α- 
πορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκ¬ 
κλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγ¬ 
χο. 

Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλα¬ 
βής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του 
ελέγχουτων δειγμάτων. Με απόφαση του αρμοδίου γιατην 
διοίκηση οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδι¬ 
ου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το 
οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτό¬ 
κολλο στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους 
της σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στουςπρομη- 
θευτές. 

Άρθρο 27 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακρο¬ 
σκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργού- 
νται από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργού- 
νται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) 
που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλα¬ 
βής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμι¬ 
σης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, 
εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους 
που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον 
φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς 
να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την α¬ 
ποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον 
ο προμηθευτής δεν τη ρήσει την υποχρέωση της παραγρά¬ 
φου 3, του άρθρου 25 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος 
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή 
παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παρα¬ 
λαβής. 

3. Όταν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υ- 
ποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύο- 
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ντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώ¬ 
σεις. 

Όταν το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους 
της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευ¬ 
τής υποχρεούται ναπροβεί στην αποκατάσταση τούτου, ε¬ 
φόσον είναι δυνατόν ή θα δεχθεί, χωρίς να μπορεί να προ¬ 
βάλλει καμία σχετική ένσταση ή αντίρρηση από την οποία 
ρητά παραιτείται, την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί 
παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμί¬ 
σεις εκδίδεται απόφαση αρμόδιου για την διοίκηση του 
Φορέα οργάνου, ύστερα α πό γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη 
σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 28 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με 
τον όρο παράδοσης ΡΟΒ-ΕΟΤ, η εκλογή του μεταφορικού 
μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προ¬ 
μηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται 
να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά 
με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η ε¬ 
κλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δα¬ 
πάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α. Δεν επιτρέπεται η μεταμόρφωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς ειδική έγκριση του αγοραστή. 

β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπό- 
κειται στους όρους και συμφωνίες της 0ΕΑ55ΙΕΙ0ΑΤΙΌΝ 
0ΕΑ55Ε5. 

Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κα¬ 
τάστρωμα του πλοίου εκτόςτων περιπτώσεων εκείνωνπ ου 
δοθεί ειδική άδεια από τον αγοραστή. Τυχόν επασφάλι- 
στρα, λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, βαρύνουν το προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται 
με τον όρο παράδοσης Ο+Ρ. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με 
όρο που η ασφάλιοη γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική Εταιρεία και 
καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με 
την φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, 
τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποί¬ 
οι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους πα¬ 
ραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέ¬ 
μου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί 
ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών 
Λονδίνου, που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λή¬ 
ξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται 
σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη, (Υ/ΑΠΕ- 
ΗΟίΙδΕ ΤΟ \Λ/ΑΗΕΗ0υ3Ε) περιλαμβανομένης και της πα¬ 
ραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους 
ή άλλες αποθήκες ΤΒΑΝ3ΠΓΟ του τόπου προορισμού των 
υλικών, για 45 ημέρες από την άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟΙΡτου εμπορεύματος, 
πλέον 5%. 

Άρθρο 29 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλι¬ 
κών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή με τη¬ 
λεγράφημα ή τηλέτυπα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία 
να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 


της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το ό¬ 
νομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθ¬ 
μοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα καιτο βάρος (μικτό 
- καθαρό). 

δ. Ημερομηνία φόρτωσης. 

ε. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου 
στον τόπο προορισμού. 

2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να α- 
ποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή τηλέτυπο, βαρύ- 
νεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τε¬ 
λωνειακούς χώρους ή χώρους ΤΒΑΝ3ΙΤΟ των συμβατικών 
υλικών από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέ¬ 
σου μέχρι την παραλαβή τους. 

Άρθρο 30 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από 
την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο 
αγοραστής μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και πο¬ 
σοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτω¬ 
ση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην 
Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα 
μετά οριζόμενα απάτη σύμβαση καιτις κείμενες διατάξεις. 
Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής παρα¬ 
λαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγ¬ 
χου, το γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχε¬ 
τική ζημιά που προέκυψε για το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευ¬ 
τής έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατο- 
τεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία 
κ.λπ του προς έλεγχο υλικού. 

β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του 
προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή 
του. 

γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη η το¬ 
ποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ε¬ 
λέγχου. 

δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γρα¬ 
φείο ελέγχου, σχετικά με τον πορεία εκτέλεσης της πα¬ 
ραγγελίας. 

ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές 
γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα 
που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο 
ή ελέγχους. 

3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγ¬ 
χου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεού- 
ται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτωντου υλικού, ό¬ 
που τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βα¬ 
ρύνει τον προμηθευτή. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται. 

α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το 
υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, 
να μην εκδόσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημε¬ 
ρώσει αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδη¬ 
γίες για τις περαιτέρω ενέργειές του. 

β. Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε βά¬ 
ρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του πιστο¬ 
ποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού με ε¬ 
σφαλμένα στοιχεία. 

6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές 
γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξει- 
δικευμένους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, γιατηνδιε- 
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νέργειατου ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή 
η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρα¬ 
κτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. 

Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής 
είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

Άρθρο 31 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικαταστα- 
θεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώ¬ 
θηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομέ- 
νων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολο¬ 
γίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστη¬ 
μα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπομέ- 
νου, από το άρθρο 25 του παρόντος χρόνου παράτασης, 
2.5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα¬ 
δόθηκε εκπρόθεσμα. 

Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτα¬ 
σης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέ¬ 
ρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2.5% 
επί τ ης συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων 
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π .Α. Σε περίπτωση που 
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθε¬ 
σμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώ¬ 
του, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσειτα υ¬ 
λικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρό¬ 
στιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της 
συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παρά¬ 
δοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονική διάστημα. Στην περί¬ 
πτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγού¬ 
μενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο 
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με 
απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργά¬ 
νου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κα¬ 
θυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης με απόφαση 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργά¬ 
νου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδιατων διαδικασιών, για 
τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται α¬ 
ντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επι¬ 
βάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 32 

Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να ε- 
γκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν ο προμηθευτής 


δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμ¬ 
βατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορί¬ 
ζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της για 
την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Μετά την πα¬ 
ρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν 
τα υλικά, αυτά εκποιούνται ή καταοτρέφονται κατά την κρί¬ 
ση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται με¬ 
τά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα 
και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή 
ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα 
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 μέρες 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας 
ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστε¬ 
ρα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απα¬ 
ραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή 
της, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου. Εάνπαρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση 
που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ι¬ 
σχύ οντα. 

Άρθρο 33 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου 

1.0 προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προ¬ 
θεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβα¬ 
ση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύ- 
ρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοί¬ 
κηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια δικαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υ¬ 
ποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαί¬ 
ωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε εν 
όλω ή εν μέρει ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα 
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δό¬ 
θηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του 
παρόντος. 

3.0 προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κα- 
τακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό ή παραδόθηκε 
ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Φορέα. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από 
τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα πα¬ 
ράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομη¬ 
νίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος 
του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάστα¬ 
ση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με από¬ 
φαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 
πέρα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και χωρίς 
ο προμηθευτής να μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε α¬ 
ντίρρηση ή ένσταση, από τις οποίες ρητά παραιτείται α¬ 
θροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής 
ή κακής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμη¬ 
θευτή είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές που είχαν 
λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνι¬ 
σμού, είτε με απ’ ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι πρού- 
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ποθέσειςτου άρθρου 21 του παρόντος. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Φορέα ή 
το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βά¬ 
ρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γί¬ 
νεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμε- 
νου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση 
του αρμοδίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή 
από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. 

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 
10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτω¬ 
τος. 

ε) Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκ¬ 
πτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνι¬ 
κών προδιαγραφώντης κατακύ ρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά πε¬ 
ρίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει α¬ 
πό την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προ¬ 
διαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογι¬ 
σμό ποσό. 

Άρθρο 34 

Τρόπος πληρωμής - απαπούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό. 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 

μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με¬ 
τά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη 
διακήρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός 
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις 
τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τη 
σύμβαση. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του 
φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρειτην ένδει¬ 
ξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολό¬ 
γιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

ε) Κάθε άλλο δικαιλογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Άρθρο 35 

Τρόπος πληρωμής - Απαπούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό. 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με την εξόφληση του 100% της σύμβασης αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη 
διακήρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός 
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις 
τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την 


σύμβαση. 

4 Σε περίπτωση εισαγωγής στην χώρα, η πληρωμή της α¬ 
ξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκ¬ 
κλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η 
πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προ¬ 
καταβολή. Όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χορηγεί¬ 
ται προκαταβολή. 

5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση ΡΟΒ ή ΡΟΤ. 

1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης 
στο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ή φορέα ή σε διατα¬ 
γή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται 
στον τόπο προορισμού. 

2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλι¬ 
κών εις τριπλούν. 

3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει 
την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. 

4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτω¬ 
ση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. 

5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν. 

6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου. 

7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παρα¬ 
λαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού 
στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προ- 
βλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. 

8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του 
προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα 
στοιχεία της φόρτωσης. 

α) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
Ο+Ε. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η 
φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο ΘΙΡ. 

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση 
Θ+Ρ 

2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης 
Ασφαλιστικής Εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους 
που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. 

3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 

γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
«ελεύθερον». 

1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παρα¬ 
λαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παρα¬ 
λαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του λικού 
στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος. 

2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν που να φέρει 
την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. 

3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολό¬ 
γιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. 

4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν 
ανατεθεί τέτοιες έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο. 

Άρθρο 36 

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια 
των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες. 

α) Δείγματα του Φορέα. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που δίδο- 
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νται από τον φορέα, βάσει και των οποίων θα πραγματο¬ 
ποιηθεί η προμήθεια. 

β) Δείγματα προμηθευτών. 

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που κατα¬ 
θέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού. 

γ) Δείγματα από τας προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβά- 
νονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγμάτιση των 
υλικών που παραδίνουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμ¬ 
βάσεων. Η δειγματοληψία αυτή διενεργείται εφ’ όσον τού¬ 
το κριθεί απαραίτητο από το ΙΒΣΑ. 

2. Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυ¬ 
τα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκο¬ 
πική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. 

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορί¬ 
ζονται: 

α) Από την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΒΣΑ, προκειμένου για 
δείγματα των φορέων (κατηγορία α) 

β) Με την διακή ρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγ¬ 
ματα προμηθευτών (κατηγορία β). 

γ) Απάτη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς 
παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ). 

Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότη¬ 
τα για το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για 
τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Χ.Κ.). 

3. Δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κα¬ 
τά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατι¬ 
κών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην ό¬ 
μως, το ένα από αυτά αποστέλλεται απευθείας από την ε¬ 
πιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή 
χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προ- 
βλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόνπροσκομιζόμενα από 
τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά. 

5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη ή την πρόσκληση 
δεν γίνονται δεκτά. 

6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα 
υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγ- 
γράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορί¬ 
ζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης 
τους. Για δείγματα φορέων καθώς και δείγματα από τα 
προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατη¬ 
γορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, αντίστοιχα. 

7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγ¬ 
ματα του φορέα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθε¬ 
σμίας που ορίζεται απάτην διακήρυξη ή την πρόσκληση εί¬ 
τε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδια¬ 
φερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυ¬ 
τού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη. 

8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο 
όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. 

9. Τα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή πα¬ 
ραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ε¬ 
λέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής 
των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέ- 
φονται κατά την διαδικασία των ελέγχων. 

10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα 
από αίτημά του, το επίσημο δείγμα του φορέα ή μέρος αυ¬ 
τού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύ¬ 
σει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επι¬ 


στρέφει το αργότερο με την παράδοση του υλικού. 

11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 

α) Του φορέα, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστρο¬ 
φή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συ- 
ντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με 
μέριμνα και ευθύνη του φορέα. 

β) Των προμηθευτών στους οποίουςδεν κατακυρώθηκαν 
ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθησαν 
με την προσφορά τους και δεν καταστράφησαν μερικώς ή 
ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα 
ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παρα¬ 
λαβής και αφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, 
με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

12) Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβά- 
νονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προ¬ 
μηθευτές. 

13) Εφόσον από την σύμβαση προβλέπονται και εργα¬ 
στηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια 
του φορέα, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιο- 
δήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, α¬ 
νάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού και την 
μορφή του ελέγχου. 

14) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το α¬ 
ποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζη¬ 
τήσει εγγράφως κατ’ έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγ- 
μάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της 
φύσεως ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται α¬ 
πό οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, ε¬ 
κτός από το εργαστήριο που διενήργησετην αρχική εξέτα¬ 
ση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο ερ¬ 
γαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η 
κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του 
Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να κα¬ 
ταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. 
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση πρέπει να υ¬ 
ποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (20) ημερών 
από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης. 

Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργά¬ 
νου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέ¬ 
σα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου 
της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ’ έφεση εξέταση 
παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε κα¬ 
λείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευ¬ 
τής. Εάν κατά την διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υ¬ 
πάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προ¬ 
μηθευτή, σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος 
εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή διατυπώνεται με σαφή¬ 
νεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται 
στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το απο¬ 
τέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Άρθρο 37 
Ανωτέρα βία 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύ¬ 
νει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρε- 
ούται μέσα σε είκοσι μέρες (20) ημέρες από τότε ου συνέ- 
βησαν τα περιστατικά του συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
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Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δενπροσκομί- 
σειτα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δι¬ 
καιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 38 
Επίλυση διαφορών 

Ο προμηθευτής, ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υ¬ 
πάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίωντης έδρας της 
Αρχής που διενεργεί την προμήθεια. 

Άρθρο 39 

Υπολογισμοί ποσοστού έκπτωσης 

1. Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προ¬ 
μηθευτών ειδών των οποίων οιτιμές είναι εκτός διατίμησης 
περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με το οποίο: 

Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στην 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής, την 
ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα 
και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, η οποία 
βεβαιώνεται από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

2. Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το 
ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τι¬ 
μή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα πα¬ 
ράδοσης του είδους. 

Άρθρο 40 

Θεώρηση τιμολογίων 

Ο φορέας, προκειμένου να εξοφλήσει τα τιμολόγια που 
αφορούν προμήθεια ειδών, είτε η παρεχόμενη έκπτωση υ¬ 
πολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 
τιμή λιανικής, είτε τα είδη τελούν σε καθεστώς διατίμησης 
και παρέχεται έκπτωση επί της τιμής αυτής, όπως αναλυτι¬ 
κά αναφέρεται στο άρθρο 39, πρέπει να είναι θεωρημένα 
για την κανονικότητα της τιμής από τις αρμόδιες Αρχές π.χ. 
Αγορανομία Αθηνών, Πειραιώς κ.λπ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 41 

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

1. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
απ’ ευθείας ανάθεσης γίνεται από επιτροπές. 

Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση αρμοδίου για 
την διοίκηση του φορέα οργάνου. 

Οι επιτροπές είναι τριμελείς όταν πρόκειται για πρόχειρο 
Διαγωνισμό και πενταμελείς όταν πρόκειται για Δημόσιο 
Διαγωνισμό. 

Οι τριμελείς Επιτροπές συγκροτούνται από: 

α) Έναν υπάλληλο που υπηρετεί με σχέση εργασίας στο 
φορέα και ορίζεται για κάθε διαγωνισμό ανάλογα με το εί¬ 


δος της προμήθειας ή εκτέλεσης εργασιών κ.λπ. 

β) Από εκπρόσωπο που ορίζεται από το Σωματείο εργα¬ 
ζομένων στο ΙΒΣΑ και 

γ) Ένα μέλος του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου. Οι πενταμελείς επιτροπές συγκροτούνται από: 

α) Δύο υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας 
στο φορέα και ορίζονται γ ια κάθε διαγωνισμό ανάλογα με 
το είδος της προμήθειας ή εκτέλεσης εργασιών κ.λπ. 

β) Από εκπρόσωπο που ορίζεται από το Σωματείο εργα¬ 
ζομένων στο ΙΒΣΑ. 

γ) Δύο μέλη του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα ορ¬ 
γάνου. Οι επιτροπές συγκροτούνται γ ια χρονικό διάστημα 
1 έτους. 

Οι επιτροπές γνωμοδοτούν, πέραν των θεμάτων αξιολό¬ 
γησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά 
την εκτέλεση των συμβάσεων, ή για οποιοδήποτε άλλο θέ¬ 
μα που ειδικά αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό π.χ. εν¬ 
στάσεις κ.λπ. 

Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου συγκροτούνται κατά περίπτωση και ευκαιριακές 
επιτροπές για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμη¬ 
θειών, όπως σύνταξη προδιαγραφών κ.λπ. 

Άρθρο 42 

Αποκλεισμός προμηθευτού 

Με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργά¬ 
νου, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής από συγκεκριμέ¬ 
νη προμήθεια ή από τις προμήθειες του Φορέα λόγω ανάρ¬ 
μοστης συμπεριφοράς σε διαδικασίες προμήθειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 43 

Μεταβατικές διατάξεις 

Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευτεί διακήρυξη ή 
έχει υπογράφει σύμβαση πριντην ισχύ του παρόντος εκτε- 
λούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών. 

Άρθρο 44 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρόν Κανονισμός ισχύει από την δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 1996 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Θ. ΚΟΤΣΩΝ ΗΣ 
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